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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 845 

20 Δεκεμβρίου 2013 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Αριθμ. 11281 

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. κατόπιν των με 
αρ. 406/06.02.2013 & 418/05.06.2013 συνεδριάσεων του 
κατά τις οποίες αποφάσισε τη διενέργεια διαγωνισμού 
και την έγκριση των όρων και κριτηρίων των τευχών 
δημοπράτησης και μετά από την με αρ. πρωτ. 11212/ 
13-12-2013 απόφαση Δ/ντος Συμβούλου ΕΤΑΔ για την 
παράταση της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνι¬ 
σμού, διακηρύσσει ότι: 

εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες 
προσφορές με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες τιμών ομοειδών ερ¬ 
γασιών και έλεγχο ομαλότητας αυτών των ποσοστών 
έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3669/2008, 
η εκτέλεση του έργου: «ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΘΥΡΩ¬ 
ΡΕΙΟ» ΣΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΡ¬ 
ΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» 
Προϋπολογισμού: 746.000,00 € 

Φ.Π.Α. 23% 179.285,00 € 

Συνολική δαπάνη έργου: 917.580,00 € 
(Περιλαμβάνονται δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρό- 
Βλεπτα και αναθεώρηση) και αναλύεται ως εξής: 


Δαπάνη Εργασιών: 

€ 

533.804,91 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ.+0.Ε. 18%) 

€ 

96.084,88 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15 % επί της δαπάνης ερ¬ 
γασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+0.Ε.): 

€ 

94.483,47 

Αναθεώρηση: 

€ 

21.626,74 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (23%) 

€ 

171.580,00 


1) Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται 
η 7/1/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής προ¬ 
σφορών 10:00 π.μ. και ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα 
γραφεία της εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Α.Ε.» (οδός Βουλής 7, 105 62 Αθήνα), από την αρμόδια 
ορισθείσα Επιτροπή Διαγωνισμού. 


2) Στην Δημοπρασία δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

2.1.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις: 

1η - 2η - 3η τάξεις για έργα κατηγορίας Οικοδομικών 
εργασιών και 

Α1-Α2-1η για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2.1.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσε¬ 
ων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/2008 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

2.1.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

2.1.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στις: 
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1η -2η - 3η τάξεις, του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας 
Οικοδομικών εργασιών και 

Α1-Α2-1η για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του 
άρθρου 16 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας). 

2.1.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 
του Ν. 3669/2008 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

3) Το έργο αποτελεί το 2ο υποέργο της πράξης 
«Αποκατάσταση και ανάδειξη του Συγκροτήματος του 
Αχίλλειου στην Κέρκυρα» (κωδ. ΜΙ3 364913) που έχει 
ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρημα¬ 
τικότητα» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος» με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
5490/1117/Α2/04.11.2011 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσί¬ 
ας Διαχείρισης. Η χρηματοδότησή του θα γίνει μέσω 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 (κωδ. ΣΑΕ 
2011ΣΕ01180019) και υπόκειται στις κρατήσεις που προ- 
βλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της 
κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/1993 
(Φ.Ε.Κ. 137/Α'/24-8-93) καθώς επίσης χορηγείται προκα¬ 
ταβολή 10% στον Ανάδοχο σύμφωνα με την εγκύκλιο 
33 αρ. πρωτ. Δ17α/06/173/ΦΝ433.α. 

4) Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζε¬ 
ται σε 430 ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και 
ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέ- 
ρονται στην Ε.Σ.Υ. 

5) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθε¬ 
νται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του 
άρθρου 24 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ), εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 14.488,00 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές 
επιστολές απευθύνονται προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ (ΕΤΑΔ ΑΕ) ως φορέα εκτέλεσης του 
έργου και θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει 
να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. Οι εγγυητικές 
επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του δια- 
γωνιζόμενου, δηλαδή το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο 
του ατομικού εργολήπτη, την επωνυμία του νομικού 
προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, 
τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, 
σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της 
διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη 
υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, 
χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) 
το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίη¬ 
ση, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στις διατάξεις 


του άρθρου 24 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Οι εγγυητικές 
επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν 
χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, 
από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 
και 3 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να έχουν 
ισχύ τουλάχιστον μέχρι 210 ημέρες. 

Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυ¬ 
ρίου του Έργου, εφόσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση. 

6) Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 7/1/2014, ημέρα 
Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 
η 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε 
νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προ- 
ϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΕΑΧ 
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες (εφό¬ 
σον συντρέξει περίπτωση) μπορούν να ζητήσουν και να 
λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ’ 
αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον 
την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή, τα τεύχη 
θα παρέχονται στους ενδιαφερομένους μέχρι και δύο 
εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του 
διαγωνισμού δεν προσμετράται). 

7) Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμε- 
τέχοντα στο διαγωνισμό (κατά τη διάταξη του άρθρου 
24 παρ. 2 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) για διάστημα Έξι (6) 
μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών. 

8) Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί κατά 

τις παρ. 7-9 του άρθρου 15 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) 
στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 
Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, 
σύμφωνα με την Εγκύκλιο της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ Ε.16/2007. 
Συγχρόνως θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρεί¬ 
ας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. 

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύ¬ 
σεων της διακήρυξης της δημοπρασίας θα ανέλθουν 
το πολύ στο ποσό των επτά χιλιάδων (7.000,00) ΕΥΡΩ, 
βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύ¬ 
σεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για το ίδιο 
έργο, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του 
νόμου δημοσιεύσεων, βαρύνουν τον Κύριο του Έργου 
και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

9) Παραλαβή τευχών. 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπρά¬ 
τησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοι¬ 
χεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από τα Γ ραφεία της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΕΤΑΔ ΑΕ, οδός Βουλής 
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7,105 62 Αθήνα 3ος όροφος, γραφείο 319 (Γραμματεία) 
πληροφορίες Στυλιανέση Μαριάνα, τηλ.: 210-3339595 ή 
Κυριακίδου Εύη τηλ.: 210-3339598, τις εργάσιμες ώρες 
από ώρα 10 π.μ. - 14:00 μ.μ. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι 
και την Παρασκευή 27/12/2013 (μέχρι 14:00 μ.μ.) Εφόσον 
ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός 
της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της 
αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών σε 
ψηφιακή μορφή, οι ενδιαφερόμενοι δεν χρεώνονται και 
αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους 
δαπάνη και επιμέλεια. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λπ., στα 
γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 
αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., 
του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβα¬ 
ση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συ¬ 
νεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, 
πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης 
και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 
υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των 
Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μετα¬ 
φοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για 
την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. 

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2013 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΟΥΝΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 
Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

Η. Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕ¬ 
ΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ» 
με προϋπολογισμό 2.150.000,00 € (με Φ.Π.Α.). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 
στις 1.714.724,06 € (χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση). 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) και να προμηθευθούν θεωρημένο 
έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες) από τα γραφεία της ΔΕΥΑ Κομοτηνής, οδός 
Μπακάλμπαση 6, 69100 Κομοτηνή μέχρι τις 20/02/2014 
ημέρα Πέμπτη. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδι¬ 
αφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής 
τους, που ανέρχεται σε ΠΕΝΗΝΤΑ (50,00) ΕΥΡΩ, εκτός 
αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά 
του την αναπαραγωγή. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2531025555, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2531033244, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Πελτέκης Κων/νος - Δ/ντής Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κομοτηνής. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25/02/2014, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφο¬ 
ρών) στα γραφεία της Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κομοτηνής. 


Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Α. 
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με το σύστημα μελέτη 
- κατασκευή σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3669/2008 
και σύμφωνα με την απόφαση Δ17α/08/91/ΦΝ440/ 
6-5-2009 Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. Η οικονομική προσφο¬ 
ρά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα 
κατ’ αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγμα σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του Ν. 3669/2008 και την συμπλήρωση του 
Προϋπολογισμού Προσφοράς (αριθμητικώς) και Τιμο¬ 
λογίου Προσφοράς (ολογράφως και αριθμητικώς) σε 
έντυπα σφραγισμένα που χορηγεί η Υπηρεσία στους 
διαγωνιζόμενους και φέρουν την πρωτότυπη σφραγίδα 
της Υπηρεσίας. 

2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

2.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις επόμενες τάξεις για έργα 
κατηγορίας: 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΡΓΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (με ΓΕ & 
Ε0 και απρόβλεπτα) 

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΜΕ ΕΔΡΑ 

Ή ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΔΗΛΩΜΕΝΟ 

ΝΟΜΟ ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

ΕΡΓΑ 

569.113,99 

1", 2" ή 3" 

1", 2 η ή 3" 

ΗΜ ΕΡΓΑ 

655.095,74 

1", 2" ή 3" 

1", 2 η ή 3" 

ΕΡΓΑ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

400.514,32 

1 η η 2 Π 

1", 2" ή 3” 


β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του Αρθρου 16 
παρ. 7 του Ν. 3669/2008 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

2.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στις τάξεις του κατωτέρω πίνακα για τις 
κατηγορίες των έργων που θα εκτελεστούν στα πλαίσια 
της υπό ανάθεση σύμβασης, με τις προϋποθέσεις της 
παρ. 10 του Άρθρου 16 του Ν. 3669/2008 (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας): 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

(με ΓΕ&ΕΟ και απρόβλεπτα) 

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΜΕ ΕΔΡΑ Ή ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΔΗΛΩΜΕΝΟ ΝΟΜΟ 

ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 

569.113,99 

1 η , 2ι ή 3 ί 

1 η , 2 η ή 3ι 

ΗΜ ΕΡΓΑ 

655.095,74 

ΐπ, 2η ή 3 ί 

ΐι, 2ι ή 3ι 

ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

400.514,32 

Κ/Ξ Α2 ,V ή 2 η 

Κ/Ξ Α2, Ιΐ, 2ΐ ή 3 η 


2.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του Αρθρου 16 του Ν. 3669/2008 («κύρια κατηγορία» τα ηλεκτρομηχανολογικά έργα). 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

2.5 Για την σύνταξη της προμελέτης και εν συνεχεία της Οριστικής Μελέτης των προτεινόμενων έργων απαι¬ 
τείται η συνεργασία εκάστου διαγωνιζομένου με μελετητικά γραφεία εγγεγραμμένα στο μητρώο μελετητών 
δημοσίων έργων, της κάτωθι δυναμικότητας ανά κατηγορία έργου: 

- Κατηγορία Υδραυλικών Μελετών (Κατηγορία 13) Πτυχίο Β τάξης και άνω 

- Κατηγορία Μηχανολογικών-Ηλεκτρολογικών Μελετών (Κατηγορία 9) Πτυχίο Γ τάξης και άνω 

- Κατηγορία Χημικών Μελετών (Κατηγορία 17 ή 18) Πτυχίο Α τάξης και άνω 

- Κατηγορία Στατικών Μελετών (Κατηγορία 8) Πτυχίο Γ τάξης και άνω 

Προκειμένου περί αλλοδαπών εταιριών, με έδρα εκτός Ελλάδας, απαιτείται ισοδύναμη εμπειρία με τις προα- 

ναφερόμενες απαιτήσεις. 

3. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 34.294,48 € και ισχύ 
τουλάχιστον 10 μηνών και 30 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας (και των επαναληπτικών αυτής). 

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς την ΔΕΥΑ Κομοτηνής και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπρα¬ 
ξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 10 μήνες. 

4. Χρόνος εκτέλεσης του έργου είκοσι δύο (22) μήνες, περιλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας 
των έργων από τον Ανάδοχο. 

5. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. (Ταμείο Συνοχής - Εθνικοί Πόροι) 
-Ίδιοι Πόροι. Ενάριθμος: 2012ΣΕ07580217. 

7. Περίληψη στάλθηκε στην Ε.Ε. στις 17/12/2013 

8. Η δημοσίευση της Περίληψης ακολουθεί τις διατάξεις του Αρθρου 4 του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α720-03-2007). 

Κομοτηνή, 18 Δεκεμβρίου 2013 
Ο Πρόεδρος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΤΑΥΡΟΥ 
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